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ARICA Y PARINACOTA 


OF. ORD. N°: i : | 168 


ANT. : - Carta DRD 1302 13-12-16 de E 
Emelari. Solicita autorizacjón para D 
cambio de trazado. po 

- Oficio N° 024 del 11-01-2017 bi 
Autoriza modificación de trazado y | 
solicita presupuesto. 


MAT. : - Reitera solicitud de presupuesto. 
Proyecto: Construcción electrificación 
SING varias localidades de 
Camarones. BIP 30457128-0 
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Arica O 1 MAR 2017 


DE : INTENDENTA REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. 


A : SR. ANDRÉS SEPULVEDA ALCAÍNO. 
GERENTE ZONAL EMELARI S.A. 


De nuestra consideración: 


En carta DRD 1302 del 13-12-16, Emelari solicitó a este Gobierno 
Regional, la autorización para realizar una modificación al trazado de la línea 
eléctrica de media tensión en Pampa Camarones, cuya solución técnica fué 
aprobada e informada a Emelari mediante Oficio N* 024 del 11-01-17. 


Debido al impacto de la modificación en el presupuesto original, también 
se solicitó en su oportunidad, la actualización del correspondiente presupuesto, 
según se establece en el Convenio. 


- cr PP n e A nO Wa Maagt o eaa O 


Reiteramos a Ud. dar respuesta a esta solicitud a su mas pronta 
conveniencia. 


Saluda atentamente |) 





Archivo DIPLAN (2) 
- Secretaría Sra. intendenta, 
- Oficina de Partes 
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Arica, 13 de Diciembre 2016 
DRD 1302 /2016 


Señor 

Sergio Méndez Rivera 

Jefe de Planificación y Desarrollo Regional 
Árica | 


Ref.: Solicitud autorización cambio de proyecto de electrificación de Camarones. / 
De mi consideración: 


En virtud de la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SING VARIAS 
LOCALIDADES CAMARONES” B.!.P. 30457128-0, aprobado con fecha 29 de agosto de 2016 
mediante resolución exenta N” 121. Es que solicitamos autorización para realizar cambio 
en el trazado de la línea de Media Tensión en el sector de la S/E Vitor y el camino de 
as ingreso al Poder de Compra. 


En el plano adjunto se podrá observar en la franja Verde el actual trazado hacia la S/E 
Vitor y en la franja Celeste la propuesta del nuevo trazado hacia. la misma subestación. 


Cabe destacar que el nuevo trazado proyectado, se encuentra emplazado en la faja 
establecida por Bienes Nacionales para establecer líneas eléctricas. 


Ante cualquier consulta, agradeceremos contactar directamente al suscrito, en nuestra 
oficina comersial, ubicada en Calle Baquedano N* 731 2do Piso, o bien, a los teléfonos 
58- 2381239 f 58 2381201. 






A la espera de Bu respuesta al respecto, saludan cordialmente a usted, 
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